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特記 仕様 書 





第 1 章 一 般 的 事項 














1 適用 範囲 









































この 特記 仕様 書 は 、 胆 沢 第 四 発 電 所 水車 発電 機 等 定期 点検 業務 委託 に 適用 する 。 


















































、 第 2 章 16 項 に 掲げ る 書類 を 監督 職員 に 提出 し な けれ ば な ら な い 。 

















3 業務 管理 
主任 技術 者 は 、 業務 の 実施 及び 工程 の 管理 に 当たっ て は 、 誠実 に これ を 実施 する と と も に 、 








督 职员 








撤 











EN 














の 指示 に 従わ な けれ ば な ら な い 。 











4 業務 


計画 書 
































(1) 受注 者 は 、 業 務 計 画 書 を 作成 し 、 監 督 職 員 の 承諾 を 受け な けれ ば な ら な い 。 こ れ に 変更 が 


た 





(2 ) 
た 





























じ た 場 合 も 同様 と する 。 

業務 計画 書 に は 、 次 の 事項 を 記載 する も の と する 。 

だ し 、 監 督 職員 が 了承 し た 事項 に つい て は 、 こ の 限り で は な い 。 
業務 方 法 

業務 管理 
現場 組織 表 




































































5 安全 計画 書 
) 








仮設 備 計画 
緊急 連絡 体制 
その 他 業 務 に 必要 な 事項 















































受注 者 は 、 安 全 計画 書 を 作成 し 、 監 督 職員 の 承認 を 受け な けれ ば な ら な い 。 こ れ に 変 




















更 が 生じ た 場合 も 同様 と する 。 























安全 計画 書 に は 、 次 の 事項 を 記載 する も の と する 。 た だ し 、 監 督 職 員 が 了承 し た 事項 

















に つい て は 、 こ の 限り で は な い 。 


2 
⑦) 
(1) 
(7) 

















安全 衛生 管理 体制 の 確立 等 
安全 衛生 管理 体制 、 事 導 (災害 ) 防止 体制 、 緊 急 連絡 体制 及び 作業 連絡 系 統 の 確立 
作業 前 の 打ち 合わ せ 及 び 作 業 連絡 の 具体 的 方 法 
事故 防止 对 策 
感電 事故 の 防止 方 法 
安全 保護 具 の 着用 
運搬 作業 事故 の 防止 
クレ ー ン 作業 及び 玉掛 作業 事故 の 防止 
墜落 事故 の 防止 
危険 物 の 運搬 及び 取扱 時 の 注意 
火災 、 爆 発 事故 の 防止 























































































































(の 交通 事故 の 防止 


異常 気象 時 の 対応 
(⑰ 公害 防止 (振動 、 騒 音 、 大 気 、 油 、 危 険 物 ) 
事故 (災害 ) 発生 時 の 対応 

⑦) 臨機 の 措置 及び 報告 
































































































































(⑰ 事故 (災害 ) 原因 の 調査 対策 

エ 安全 教育 等 

⑦) 安全 教育 及び 救護 教育 

(1) 危険 予知 訓練 及び 避難 訓練 

オ 衛生 管理 対策 

⑦) 作業 環境 の 整理 、 整 頓 、 清 潔 及び 清掃 

(⑰ 救急 用 品 の 配置 

⑰) 健康 管理 

カカ その他 

⑦) 隣接 又は 同一 場所 の 工事 請負 者 と の 安全 及び 衛生 に 関す る 調整 























(7) その 他 安 全 及 び 衛 生 に 関す る 事項 
⑰ 受注 者 は 、 安全 計画 書 に よる ほか 、 労働 安全 衛生 法 等 の 労働 安全 衛生 に 関連 する 法規 を 
尊 守 し 、 常 に 業務 現場 の 安全 管理 及び 衛生 管理 並び に 災害 の 防止 に 努め な けれ ば な ら な い 。 







































































適用 基準 

本 業務 に 適用 する 基準 は 、 次 の と お り で ある 。 

な お 、 こ れ ら の 基準 は 、 契 約 時 点 に お ける 最新 の も の を 適用 する こと 。 
(1 ) 电气 事业 法 

河川 法 
労働 基準 法 

労働 安全 衛生 法 

職業 安定 法 

労働 者 災害 補償 保険 法 

廃棄 物 の 処理 及び 清掃 に 関す る 法律 
日 本 産業 規格 (J I S) 

日 本 電気 規格 調査 会 標準 規格 (JEC) 

日 本 電機 工業 会 標準 規格 (JEM) 
機械 工事 施工 管理 基準 ( 案 ) 

機械 工事 完成 図書 作成 要領 ( 案 ) 

電気 設備 に 関す る 技術 基準 を 定め る 省令 
岩手 県 企業 局 電気 工作 物 保安 規程 

その 他 関 係 法令 及び 規格 











































































































































































































第 2 章 個別 的 事項 





























本 業務 は 、 岩 手 県 企業 局 胆沢 第 四 発 電 所 の 水車 発電 機 等 定期 点検 業務 全般 (点検 、 手 入れ 、 清 
掃 、 報告 書 の 作成 ) を 実施 する も の で ある 。 















































胆沢 第 四 発 電 所 水車 発電 機 等 定期 点検 業務 委託 
































胆沢 第 四 発 電 所 (奥州 市 胆沢 若柳 地内 ) 



































4 発電 所 の 概要 
(1 ) 発電 所 の 概要 
最大 出力 170kW 
有効 落差 9.85m 
最大 使用 水量 2.284 m/s 























(2) 機器 の 仕様 及び 定格 























































































































ア 水車 1 台 
乡 式 横 軸 固 定 羽根 プロ ベラ 水車 
最大 出力 182kW 
回 転 数 453rpm 
イ 発電 機 1 台 
ク 式 横 軸 か ご 形 三 相 誘 導 発 電機 
出 力 192kVA 
電 圧 400V 
電 流 271A 




















ウ 発電 機 盤 1 面 

グラ フィ ッ ク パ ネル (タッ チ パ ネル ) 、 制 御 装置 、 負 荷 開 閉 装置 (52G) 、 電 磁 開 閉 器 (42G) 、 
電磁 開閉 器 (88LC) 、VT、CT 
電力 量 計 (送電 、 受 電 、 発 電 、 所 内 )、 保 護 継 電 問 、 本 Ne 中 圧 
i (QA602) 、 電 力 用 コン デン サ (50 k Var) 、 前 
F 所 内 変圧 問 ・ 分 電 盤 1 面 

50kVA (400V/210, 105V) 、20 k VA (400V/210V) 、AC100V 無 停電 電源 装 
オ 蓄电池 整流 器 艇 1 面 

サイ リス タ 変 換 式 整流 問 (30A) 、 蔓 电池 (FVL-150 110V) 、 変 流 器 、 変 圧 器 他 
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カ UPS 盤 
100V : SRU102AC+SRB-102X2 1 台 
200V : FBK-SNU103TT2 1 台 、 整 流 器 、 インバータ 、 甘 電池 (シー ル 型 鉛 琉 電池 ) 
キ 主要 変圧 器 盤 1 面 
200 kVA (三 相 6.6kV/420V) 
ク 6kVYV 系統 連 系 遮断 器 1 面 
真空 遮断 器 (52R) 、 断 路 器 (89R) 、VT、CT、ZPD 
ケ 柱 上 気 中 開閉 器 1 台 
种 类 三 相 (VT、LA 内 蔵 型 ) 
定格 電圧 7.2 kV 
定格 電流 300A 
付属 品 S06 制御 装置 、 操 作 ロ ー プ 他 
避雷 器 3 个 
种 类 ギャ ッ プ レス 
定格 電圧 8.4kV 
公称 放電 電流 2500A 
動作 開始 電圧 17kV 以上 
作業 実施 期間 (予定 ) 
受注 者 は 次 の 期間 で 点検 を 実施 する こと 。 
令 和 4 年 6 月 27 日 (月 ) 9:00 て 6 月 29 日 (水 ) 17 : 00 (全体 点検 ) 
令 和 4 年 6 月 28 日 ( 火 ) 9:00 て 15:00 (所 内 全 停 時 点検 ) 
発電 所 停止 範囲 及び 期間 
水車 発電 機 停止 (42G 以降 ) 令 和 4 年 6 月 27 日 (月 ) 9:00 ~ 6 月 29 日 (水 ) 17:00 
発電 所 内 全 停電 (PAS 以降 ) 令 和 4 年 6 月 28 日 ( 火 ) 9:00 ~ 15:00 
試運転 令 和 4 年 6 月 29 日 (水 ) 16 : 00 ~ 
(1) 京 検 前 の 発電 機 佑 止 及び 機器 ロッ ク 操 作 、 点 検 後 の 機器 ロッ ク 解 除 及び 試運転 の 操作 に 
つい て は 、 発 注 が 別途 作成 する 手順 書 を 基 に 行う 。 
(2) (1) に 係る 操作 者 は 、 発 注 者 、 受 注 者 両者 協議 の 上 、 決 定 す る 。 
(3) 受注 者 は 6 月 29 日 (水 ) 15:00 まで に 全 点 検 作 業 終了 の 報告 を 監督 職員 に 行う こと 。 
(4) 点検 作業 時 間 の 延長 は 原則 認め られ な い が 、 発 電 所 停止 終了 時 間 の 3 時 間 前 まで に 発注 
者 へ 協議 し 、 認 め ら れ た 場合 に お いて 可能 と する 。 
(5) 発注 者 は 、 受 注 者 と 協議 し た うえ で 、 発 電機 停止 期間 を 変更 する 場合 が ある 。 


















































7 業務 内 容 


(1) 発注 者 の 指示 の 下 、 




















(2) 主要 変圧 器 及 び 高 圧 キ ュー ビク ル 並 びに 気 中 開閉 器 の 点検 は 、 気 中 開閉 器 を 開放 し 無 

















水車 発電 機 等 の 定期 点検 を 行う こと 。 











II 








圧 の 状態 で 行なう こと 。 

















(3) 気 中 開閉 器 の 点検 時 は 東北 電力 側が 無 停電 の 状態 で ある こと を 留意 の こと 。 
(4) 水車 は 各 ハ ンド ホー ル を 取り 外し て 点検 を 行なう こと 。 





8 点検 内 容 















































(機器 点検 表 は 別紙 1 の と お り 。) 











(1) 水車 発電 機 定期 点検 








① 水 


























水引 


ほ 及 び 付 属 機器 


の 外部 点検 (3 年 ) 





発電 機 の ベル ト 交 換 、 ハ ンド ホー ル の パッ キン 類 、 潤 消 油 交 換 を 行なう こと 。 























これ ら の 消耗 部 
油水 分 離 槽 の 清掃 を 行なう こと 。 


品 等 に つい て は 発注 者 か ら 支 給 す る も の と する 。 
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内 变压器 
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9 点検 報告 及び 部 品 

















付属 機器 の 外部 点検 (3 年 ) 
(50kVA、20kVA) の 外部 点検 (3 年 
荷 開閉 器 (52G) 、 電 磁 開 閉 器 (42G) 、 電 磁 開 閉 器 (88LC) 、 計 器用 変成 器 (屋内 ・ 
電力 用 コン デン サ 、 電 カカ ケーブ ル 、 甘 線 、 三 子 の 外部 点検 (3 年 ) 

[ 流 電 源 装 置 の 測定 試験 (3 年 ) 
E 要 変圧 器 ほ か 定期 点検 

主要 变压器 
断路 器 (89R) 、 
避雷 、 屋 内 ) の 外部 点検 (3 年 ) 


ュー ン 
































、 遮 断 器 (52R) の 外部 点検 (3 年 ) 





取 引 计 器 用 变 成 器 (6kV 用 ) 、 取 引用 計器 (6kV 用 ) の 外部 点検 (3 年 








ュー ン 








交換 














(1) 点検 の 速報 に つい て は 、 実 施 日 ご と に 口頭 又は 電話 等 に より 監督 職員 に 報告 する こと 。 


た だ し 、 急 を 要する 場合 は この 限り で は な い 。 


放 の 異常 ・ 不 具合 等 を 発見 し た 場合 、 初 期 対 応 及び 原因 調査 を 実施 する 
監督 職員 に 速やか に 報告 する こと 。 


(2) 点検 時 に 各 設 
と と も に 、 



















































































(3) 部品 交換 等 の 対応 に つい て は 、 和 監督 職員 と 調整 の 上 必要 に 応じ て 行う こと 。 


10 打合せ 





打合せ は 2 回 (1 














rl 
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回 
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目 は 定期 点検 終了 後 ユ ヶ月 以 





内 ) を 想定 し て いる 。 

















(1) 業務 に 必要 な 資料 ・ 関 係 書類 、 特 殊 工具 等 の うち 、 発 注 者 保有 の も の に つい て は これ 
を 貸与 し 、 必要 に より 予備 品 等 を 支給 する 。 

(2) 本 業務 に 必要 な 材料 ・ 機 器 及び 道具 、 仮 設備 等 の うち 、 発 注 者 より 貸与 又は 支給 され 
る 物 以 外 に つい て は 受注 者 の 負担 で 準備 する こと 。 

































































12 建物 等 施設 の 利用 


受注 者 は 業務 の 実施 に あたり 、 監 督 職員 の 承諾 を 得 た 上 で 発注 者 所 有 の 建物 等 施設 を 使用 
する こと が で きる 。 





























13 盗難 、 火 災 等 の 防止 
受注 者 は 、 業 務 人 箇所 で の 盗難 防 止 、 火 災 防 止 等 に 努め る こと 。 





























14 安全 衛生 管理 

(1) 受注 者 は 、 業 務 の 実施 に あたり 、 感電 、 落 下 、 酸 欠 、 そ の 他人 危険 が 見 込ま れる 場合 は 

保安 上 必要 な 対策 を 講じ 、 労 働 災害 防止 に 努め る こと 。 そ の 際 、 保安 設備 等 の 改善 が 必 

要 と 思わ れる 場合 に は 発注 者 に 速やか に 報告 する こと 。 

(2) 労働 安全 衛生 法 に 定め る と ころ に より 、 業務 従事 者 に 対し 、 定期 的 又は 臨時 の 健康 診 
断 を 実施 し 、 従 事 者 の 健康 増進 を 図る こと 。 
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15 守秘 義務 
受注 者 は 、 本 業務 に 関連 し て 得 ら れ た 情報 に つい て 、 発注 者 の 承諾 を 得 ず に 他人 に 漏らし 
て は な ら な い 。 ま た 、 受 注 者 が 業務 外 の 用 途 に 使用 する こと に つい て も 同様 と する 。 















































16 提出 書類 


















































































































































































































































































































































受注 者 は 次 の 書類 を 提出 する こと 。 
项 上 部 数 備 考 
工程 表 1 | 契約 締結 後 5 日 以内 。 
施 | 主任 技術 者 通知 書 、 経 歴 書 1 / 
5 | 業務 計画 書 2 | 承諾 事項 、 1 部 返却 用 、 作 業 日 の 2 週間 前 まで 。 
安全 計画 書 2 / 
施 | 作業 日報 1 | 現地 作業 の み 、 監 督 職員 の 指示 に よる 。 
中 打合せ 議事 録 2 | 打合せ の 都度 。 1 部 返却 用 。 
業務 完了 報告 書 1 | 契約 書 で 指定 する 様式 を 使用 の こと 。 
機器 点検 表 2 | 定期 点検 終了 後 1 ヶ月 以内 。 
の 様式 は 、 別 紙 1 を 使用 の こと 。 
業務 写真 集 2 | 定期 点検 終了 後 1 ヶ 月 以内 。 
。 隊 画 以外 の 提出 書類 は 指定 の な い 限り すべ て A4 判 と する 。 











